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(質問 回 答 書 〉 
令 和 4 年 4 月 22 日 受付 分 】 
較 書 導 
Ee 質問 内 容 回 答 
頁 / 行 
令 和 4 年 3 月 2 日 に 公告 され た プロ ポー ザル に お いて 出 | よろ し いで す 。 
Ni GR 今回 の プロ ポー ザル に お いて | 令 和 4 年 3 月 2 日 に 公告 され た プロ ポー ザル に 係る 質問 后 
も 有効 と 理解 し て よろ し いで し ょ うか 。 答 を 再度 公表 し ます 。 
公告 基本 協定 が 締結 され 、 キキ つつ 79"7 協議 の 上 、 必 要 と 思わ れる 場合 は 、 実 施 要領 第 1 の 3 の (⑥) 
9 頁 12~22 行 設 さ れ て いる 給水 管 や 排水 管 に 漏水 や 破断 が 発見 され た 場 | 記載 の 予算 上 限 額 の 範囲 内 で 設計 変更 の 対象 と し ます 。 






































合 、 復 旧 に 必要 な 費用 は 設計 変更 の 対象 と な る か 。 

































































公告 基本 協定 が 締結 され 、 詳 細 な 調査 設計 を 行っ た 結果 、 埋 | 協議 の 上 、 必 要 と 思わ れる 場合 は 、 実 施 要領 第 1 の 3 の (6) 
9 頁 12 て 22 行 設 さ れ て いる 電線 に 漏電 や 断線 が 発見 され た 場合 、 復 旧 に | 記載 の 予算 上 限 額 の 範囲 内 で 設計 変更 の 対象 と し ます 。 
必要 な 費用 は 設計 変更 の 対象 と な る か 。 
公告 基本 協定 が 締結 され 、 詳 細 な 詩 査 設計 を 行っ た 結果 、 現 | 協議 の 上 、 必 要 と 思わ れる 場合 は 、 実 施 要領 第 1 の 3 の (6) 
9 頁 12~22 行 存 の まま 再 利用 する 計画 の 設備 や 備品 が 使用 不能 で ある こ | 記載 の 予算 上 限 額 の 範囲 内 で 設計 変更 の 対象 と し ます 。 

と が 明らか と な っ た 場合 、 更 新 に 必要 な 費用 は 設計 変更 の 
対象 と な る か 。 















































































































































































































































































































































実施 要項 現存 の まま 再 利 用 し た 設備 や 備品 が 、 指定 管理 期間 内 (5 実施 要領 18 綱 の リス ク 分 担 表 の と お り 、 管 理 上 の 環 導 以 
18 頁 20~24 行 E) に 使用 不可 能 と な っ た 場合 、 更 新 に 必要 な 費用 は 県 が | 外 で 、 軽微 な も の を 除く 施設 ・ 機 械 等 の 損傷 は 県 が 負担 する 
負担 する と 理解 し て よろ し いか 。 こと と し て いま す 。 
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